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Reconstructie Heusdensebaan en 
Gommelsestraat 



gemeente 

Haaren 
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Hefvoirt 
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Biezenmortel 


Op maandag 7 april a.s start aannemersbedrijf Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. uit Buren met de 
reconstructie van de Heusdensebaan en Gommelsestraat (tracé vanaf spoorlijn tot aan de rotonde) in 
Biezenmortel. 


Werkzaamheden 

De Heusdensebaan en de Gommelsestraat worden voorzien van een nieuwe laag asfalt. Om dit mogelijk 
te maken wordt eerst een gedeelte van het bestaande asfalt verwijderd. Daarnaast worden fietssugges- 
tiestroken van rood asfalt op de rijbaan aangebracht. 

- het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden; 

- het beschermen van te handhaven bomen; 

- het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen; 

- het zagen, verwijderen en frezen van asfaltverhardingen; 

- het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond; 

- het aanbrengen van kolken en kolkleidingen; 

- het aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen; 

- het aanbrengen van asfaltverhardingen; 

- het aanbrengen van markeringen; 

- het uitvoeren van verkeersmaatregelen; 

- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden 

Fasering 

Fase 1a Reconstructie gedeelte Heusdensebaan vanaf N65 tot aan de Brabantsehoek. 

Werkzaamheden uitvoeren van 7 april tot eind mei. 

Fase 1b Aanleg plateau ter plaatse van kruising Brabantsehoek. 

Werkzaamheden worden uitgevoerd eind mei en nemen ca. 2 weken in beslag. 

Fase 2 Reconstructie is het gedeelte Gommelsestraat vanaf spoorlijn tot Gommelsestraat 16. 
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Fase 3 Reconstructie is het gedeelte Gommelsestraat 16 tot aan de rotonde aan de Biezenmortelsestraat. 
Werkzaamheden van fase 2 en 3 worden uitgevoerd van eind mei/ begin juni tot 25 juli 2015. 


Omleidingen 

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de N65 en Udenhout. Verder 
worden per fase wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer en wordt de omleiding aangepast. 
Omleidingen kunt u volgen via www.haaren.nl onder het kopje wegwerkzaamheden regionaal. 


Vragen tijdens uitvoering 

Bij reconstructie van een weg is overlast helaas onvermijdelijk. Gemeente en aannemer proberen dit 
zoveel mogelijk te beperken. 


Vragen over de uitvoering? 

Uitvoerder de heer G. Voskuilen van aannemer Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. staat u graag te 
woord. Hij is telefonisch te bereiken op nummer 06 11 00 86 14. 


Voor uw vragen aan de gemeente kunt u terecht bij Hans Roelofs, opzichter, of Wim Clement, project¬ 
leider. Beide heren zijn telefonisch te bereiken op nummer 0411 - 62 72 82. 
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